मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपोली ते 
खंडाळा या घाट लांबीतील नविन मार्गिकेचे 
(Missing Link) बांधकाम करणे या 
प्रकल्पाच्या सवलत करारनाम्यास मान्यता 


देणे.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०१५ / प्र.क्र. ४७५ / रस्ते-०८. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०३ ऑक्टोबर, २०१८. 
वाचा 
१) शासन निर्णय, क्र. खाक्षेस- २०१५/ प्र.क्र. ४७५/रस्ते-८, दि.३०.११.२०१५. 
२) शासन निर्णय, क्र. खाक्षेस- २०१५/ प्र.क्र. ४७५ /रस्ते-८, दि.२४.११.२०१७. 


प्रस्तावना :- 


मंत्रीमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने दिनांक ३०.११.२०१५ रोजीच्या बैठकीमध्ये व 
तद्नुषंगाने दि.२०.०९.२०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावरील 
खोपोली ते खंडाळा या घाट लांबीतील नविन मार्गिकेचे (Missing Link) बांधकाम करणे, या प्रकल्पाच्या 
आखणीस व रु.३,२१५.०० कोटीच्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तदनंतर 
दि.१३.०६.२०१७ रोजीच्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीमध्ये व तद्नुषंगाने दि.२४.११.२०१७ रोजी 
निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार रु.४,७९७.५७ कोटी किंमतीच्या भांडवली खर्चास, प्रकल्पाच्या 
सवलत कालावधीत आणि प्रकल्पाकरीता विशेष उद्देश वाहन स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. 

या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाकरीता महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ व 
या प्रकल्पाचे विशेष GLA वाहन यांच्यामध्ये करावयाच्या सवलत करारनाम्याच्या प्रारुपास व त्यानुसार 
सवलत करारनामा करण्यास तसेच प्रकल्पाच्या सुधारीत किंमतीस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. याअनुषंगाने मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या दिनांक २९.०८.२०१८ रोजी 
झालेल्या बैठकीत सदर बाबीस मान्यता देण्यात आलेली आहे. यानुसार आता शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपोली ते खंडाळा या घाट लांबीतील नविन मार्गिकेचे (Missing 
Link) बांधकाम करणे या प्रकल्पाची fasry Vest वाहन (Special Purpose Vehicle ) कंपनीद्वारे 
अंमलबजावणी , निधी उभारणी इत्यादी साठी महाराष्ट्र शासन (as the Authority - " प्राधिकरण " of 
one part), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (as the "MSRDC" or " Sponsor" - प्रायोजक 
of Second Part) व विशेष Bear वाहन ( of the other Part ) यांच्यातील करावयाच्या 
करारनाम्याच्या प्रारुपास शासनाची खालीलप्रमाणे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०१५ / प्र.क्र. ४७५ / रस्ते-०८. 


१) मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपोली ते खंडाळा या घाट लांबीतील नविन मार्गिकेचे )Missing 
Link (बांधकाम करणे या प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळ लिमिटेड, व faery उद्देश वाहन यांच्या दरम्यान करावयाच्या सवळत 
करारनाम्याच्या WOU शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२) तसेच, महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ लिमिटेड व विशेष उद्देश वाहन 
यांच्या दरम्यान उपरोक्त करारनाम्यानुसार सवलत करारनामा करण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


३) निविदेनुसार येणारी प्रकल्पाची सुधारीत किंमत रु.६६९५.३७ कोटी इतक्या रक्‍्कमेस शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यतेची किंमत (सन २०१५-१६), तांत्रिक 
मान्यतेची किंमत (सन २०१७-१८) आणि निविदेनुसार येणारी सुधारीत किंमत (सन २०१७-१८) 
यांचा बाबनिहाय तक्‍ता परिशिष्ट-अ मध्ये देण्यात येत आहे. 

४) सदर प्रकल्पामध्ये बांधण्यात येणारे व्हायाडक्ट व बोगदे हे पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातून संकल्पित 
करण्यात यावेत. 


सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ८६/१४३३, दि. २४-०८- 
२०१८ तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १५८/व्यय-११, दि. २१-०८-२०१८ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीसअनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००३१६०५५२५३१८ असा आहे. हा Sear 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
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( atferat त्रि.धोंडगे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 


१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०१५ / प्र.क्र. ४७५ / रस्ते-०८. 


३) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम, मंत्रालय, मुंबई 

४) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), मंत्राळय, मुंबई 

५) मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम, मंत्रालय, मुंबई 

६) मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


७) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
८) सर्व विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य. 

९) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

१०) अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

११) अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१२) प्रधान सचिव (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१३) प्रधान सचिव (विधि व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१४) सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५० 
१६) सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१७) निवड नस्ती (रस्ते-८), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 


) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट - अ 


Construction of two tunnel for Missing Link and Construction of Missing Link with viaducts and up gradation 
to 8 length (32800 to 38700) under capacity augmentation for Mumbai Pune Expressway. 


Administrative Technical sanction to 
Approval received on the project by 
13.06.2017 for cost in |MSRDC for cost in Cr. 
Cr. (2015-16) (2017-18) 


‘R ee Estimated 3314.61 4143.44 
osnstruction cost 
तळ @3.0% (on 99.44 124.30 


Total EPC Cost 3414.05 4267.74. 


Administrative / 
Supervision Charges 


Price bid offer 
received for cost in Cr. 
(2017-18) 


Description 


Other (Design) 
Charges@1.0%(on 'A' 


Quality Control 
Charges@0.25% (on 'A') 


Road Safety Audit 
Charges @ 0.5% (on 'A') 
Measurement of Line 
Layout 0.25%(on 'A' 
Escalation Charges @5.0% 
for each year for 3 year 
with Milestone 
Utilities Shifting @ 0.5% 
on 'A' 


LA Cost & Rehabiliation 


EMP, Enviromental 
Mitigation and Tree 
Plantation 


Preliminary & Pre- 


operative Expenses 1.0% 
of Total EPC Cost (on 'B') 


57.82 


Intrest During 


Cc ie 


755.72 
onstruction 


Total Project Cost TPC 4797.57 6623.13 6695.3 


